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lra ■ parte . -Desarrollo d© las obras de Ingeniería Civil a 
21 de Julio de 1Q42.- 

y 

2da. parte «-1den de las otras de Electro-mecsnica.- 

3 ra. parte ,-Informe de Contabilidad* - 

4 ta. va r'te . -Memorenduzn preparado para "The International 

truction and de ve lopment n > con informaciones 
la otra y estimaciones del costo de la misma 
generación,- 


--CoO- 


partir del 


Bank of re cor? - 
generales sobre 
y del costo de 


Montevideo , Biciembre 19^8 
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PARTS. - DESARROLLO DE LAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 
A PARTIR DEL 21 DE JULIO DE 1942.- 
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k 1 ¡fincód áül Bpnct 




:i 20 le .ii.lic de- 1042 1* "RIOSE" se hizo na. ¿o de las Obras 
«> i 6 r» * *’ ¿*3 instalaciones del "Consal" en hincón del /Jone- 

ündo ;ñ Xa Obra •olftmot. tí wtol *» ¿\*«**“ «?* 

* . .\ .. t j • * -a í a r.n 4nnAr»i.íl ‘ TL _L OÍS^OOH*^ A 


líe la A&ainistra c-.-ic n ■> ■ 


11. iaventario 

fuá terminad® el 9 

lo el alUíao per señal 

que quedaba del n C¡ 

-.1 rsi ira'.'t.a < 

t 1 h CogbbX' : t de los 

'podientes a la {.¡arte 

«?.n gen i cria Civil'* 


1) 

gjRebl.ro de las 
fundacioc.u/- 

ataguías corresp< 

2) 

Retiro y oréen 

ría Civilu¬ 

a; iento del plan' 

3) 

ir ^oralgonada o.e 

los pilar®fi clel 


gen izquierda 

del rio»- 


4) pil ; igrre da lae aberturas provisorias en los pilares U8 ». UI3 0 ” 


1 g) Jí<pai& crudo del pilar ¡Leí dique AR1 en la margen derecha del 

BeZü‘10 , - 


st iad ente s y baranda® en ex dique & - 


i 


jlórmigonedo de la infraestructura de la Usina en la parte 
e^rrasponcli^ntta s. ia turbina lo- 



€) Revestirrdsato y bax*andss ele la pasarela al exterior de la 
Usina o' -* 


la expia¬ 
ción al aire 


9/ Supere structpra de la Usina»- 

.1 P Su cera s tr'uC-trr® -del Local Biesex»- 

1 : Termin s e í ó», en Xa Casa de Cooiando»- 

1 Pavimentos, des&.gUes, revestimientos y barandat ©n 
| pada y plafcaíorca para la estación de tranafoir scic 

23’ 1 * 3 . liinucion®s en ai ©dli’icio de Taller y ¡Depósito»- 

ierre para la escala de nivel de agua, aguas absjo de la 

Tsinafe - 




















15) Prosecución del programa de perforaciones e inyecciones.- 

Además de los trabajos comprendidos en el contrato con el 
"Consal^ deberfrn realizarse los siguientes; 

1) Limpieza de las márgenes del embalse®- 

2) Construcción cíe caminos de acceso a la Obra y puente de ser¬ 
vicio hasta los diques laterales inclusive«- 

3) k $ sobare ce®-* 

4) Obras correspondiente a la eliminación de altos fondos aguas 

arriba y abajo de la presa»- 

5) Casas permanentes para los ingenieros.~ 

6) Muro lateral del lecho amortiguador margen izquierda o- 


a ) Trabados realizados entre el 21 de .iulio cte 1942 y el 30 de 
unio de 194o.- 


Por resolución del Poder Ejecutivo de fecha agosto 21 de 
1942 la 1 PIOME sí fué autorizada a proseguir por ^administración” las 

obras en Hincón del Boneter¬ 


ía al poriodo comprendido entre el 21 de julio de 1942 y el 
30 de junio de 1943 se realizaron los siguientes trabajos? 

- Retiro de las ataguías de la zanja II de fundación»- 

9 Retiro del plantel par-/ las obras de Ingeniería Civil®- 


3 Comienzo del cierre de las aberturas provisorias en los pilares 
08 — 013 construyéndole compuertas de emergencia con las tables¬ 
tacas retiradas de le. zanja lio- 

- gevestrlmientos y barandas en la pasarela del dique a cota ♦ 64o90 
y en la explanada de !t estación de transformación.- 

9 Terminación de los edificios da1 Taller y Depósito y Casa de Co¬ 
stando, salvo la imper/eabilizacion del techo y revestimiento de 
Sala de Comando en el edificio últimamente nombrado.- 

— Constracción de la to?re para le escala de nivel de agua, aguas 
abajo de la Usina, cu.ro® volúmenes de obra son los siguientes; 

Sxeavaeion 210 tn3 e 

: o raigón 58 ” 

ft íresoevición del programa de perforaciones e inyecciones terminán¬ 
dose loa trabajos pro¡ramados en la zanja de fundación II, hablen- 
realizado loe ai;,uientes s 


Perforacloa» a para Eyecciones 
Re pe r f o r a c x > >ne s 
Silicato de sodio inyectado 
Cloruro de Calcio inyectado 
Cemento Inytetado 


1693,25 alo 
510 f 80 * 

35,506 Ton® 
12,512 " 

145,070 " 




- 













a ¿ De 1 ea 6 rana cortf S de 3 l«ñ^ ®“ bal ^ e co ^-ndiendo el talado de 

™ ^ y confección TtZrWl™* 0 ***** 

w 

^ 'i ^■■ í susporte de los materiales provenientes de la + fl i« 

~2%^3^¿us? rswsass. 

fl ® Srt&VaríSSdiLÓl^loS^ediaal dfieM,'-” 8199 tonelai3as 

vicie ’ cl0n “® camino8 «• acceso » la Obra y al Puente de ger- 

fí-ÍÍT^Í" :le un oanal d ® navegación en Rincón de Cabrera amr 
e.j.iba ce la presa, excavando en total 24S8 ¡S3° de tierra v’ 1*70 

T^TsZTo L # ¡grs Si&W^ dei ^ 80 V sr "^ 

o e ¿os . oroe, habiéndose excavado unos 700 pi,' 

b) Wtf M to wn »* te* o» *u« y™ r 

"Sf^SfdefriS !- í ’ Uar88 6,1 ai!iu8 *», R9 y »10 en la «argén 

cfeeMó^l^SmlíonSo^íJ^aWT 6 *“ lo * J>Uar ** 08 * «3. Se 
altura de 2 - cSSSSá^eMll^f^^o^L!^^ ^ “» 

- uSr.aron 8 lS\feoa S »*-*« ? •?***•<*&> a. montes. Se 
P 6 ae 4818 toneladas d¡ cLbóf 

J Sa^ásZílllÍ ?:Í ~ S ‘ S '~"' n '~de..1 944 y el 30 da 

Cierre fie las aberturas provisorias en loe pilares 08 - U 13 ... 

provisorias en*^ 8 ^aW?s*ge t ?J? 1 ?? 1 ÍÍ oi ® r ? e a ® 3 - a ® aberturas 
ccseaaándcse el lleriadc'del tnbaleeí- 61 wU<,ero “'«S 

B^Bterier í del 3 v¿teaero°- mí>:,eta 61 horm:l S ona<io en 1® carpeta 

Sn total se colocaron las siguientes cantidades de hormigón: 

Cablas redondas ac^a o 

varpeta posterior dol vertedero S 00 " ° 

























xSrSS&M 5 t * comiensaa 

do *1 periodo!- Ju 0 °* 1944 ••• continuacduranta to- 


yaocioneB°a9 8 cemento 0 frante°a * U* 

dencia con laa aberturas wflwtinn* 0m,i6 de agua, en correspon- 
XOB pilares B3 -j¡SJü B## ® r ®* t * 01 ' ia " * en ^ galería debaj8 de 


Ir 


” 9,u ^ laa ° 09 a^aafcuspon loa siguientes trabaje 


perforaciones en roca 
tieperf orasx ene a 
Cemento inyec tado 


256 nuis 
215 
'74,3 Ton« 


Base® para la* torres de la Hnea afrea en Rlacín dol % onete . 


.tunlo'^ Ge SS? f aAíg ^^^^ Si -^S^aiíaAjaS&J¡_g3L§9_4a 


I 


«fe ?* ^4iS°? 8tI c 10 ? a fi8 ls 0sina en la parte corree. 
5/ "''“ ,laa X, Se colocaron 768 as, de hoiaígín! 


Superoatruotura, de TTq-¡na 

hormigonado incluyendo 3c 38 ei%f«h ina<? 2 in ? s,, £" termina el 
de aberturas y barandas % © « { * n «* ba trabaja en colocación 

w íi4a3 » 6 i«P*rmeao3.1Izaci6n de azoteas.- 


vifdefino Sl^hSl^r^^Snz^f ^ tendido de ^ 

conere agua, abajífS** 


loe C ingeniero3„ - OÍ> * truccion cie las viviendas permanentes para 




onnisrorió¡ él a á©r - -i 

e °" 10 ^ «■*•* 45 «i* t£L &¿*el cfe?r?^itÍ dlqUS 

dP% _ 





cií3i término s X*? ooí’i^ . 

"** ofl.«a.i M : a t 9 s i 0 fí t S 0 ?^rr a nill!!" 8 que es 


** ' ;emina ca *» Para la Dirección General,. 


I^oSrtBl transí í¡ * í Itre^o/ 5 ? X ? gal0r£a R3 ® R? 

entre los contrafuertes B3 y R4 C 


larfora cionea 
Cemento inyectado 
Silicato de sodio inyectado 
Cloruro de calcio inyectado 


446 nul* 
128,995 Ton c 
11,600 

5,200 :5 

















r 


/ / 

■> / 


f ) Xo > de julio d e 1947 y el 30 da 


Muro lateral del vertedero en la margen iaauierd.su* Se inician 
los trabajos en noviembre de 1947, habiéndose prácticamente ter- 
minado los miemos al 30 de Junio de 1948» Hasta esa fecha se co¬ 
locaron 6232 m3* üe hormigón»- 

?*~S°«íí inua con los westlraientoa en la explanada a la cota 

4 o 4Í ¿yOc^- 


B 


j viacion del Ferrocarr il Central entre los 
Mióme tros 298 y 32B»~ ‘ 


El -embalse de Rincón del Bonete cubre en parte el antiguo 

d \, X f vía fer f®® a Rivera, a la altura $¡s la vieja Estación 
Caí no, o,-- íuó necesario desviar la linea entre km» 298 y km» 328 
manteniendo el nuevo trazado por encima de la cota * 87,50» El nue¬ 
vo trazado tiene una extensión de 26ksu000, 4 km»092 más corto que 
e* anterior»* loa trabajos correspondientes & la infraestructura 
fueron ejecutados por la "RIOME* por administración, el balastado 
J eiupialadura contratados con la Empresa del Ferrocarril Central 
^el Uruguay habiendo suministrado la "RIOME" rieles y durmientes 0 ~ 

S¡1 volumen de las obras realizadas es el siguientes 



el 33o7 % en roca 

m3» 243»301 


Obras de arto inc-luyendo 8 puentes 
do hormigón armado y 26 alcantari¬ 
llas 

Hormigón 

Hierro 

fla3» 7848 

Ton» 211 


Alambrados 

¿jds o 52 


Material de vía 



Rieles 

Eq lisas 

Bulones 

Arancelas 

Claves de vía 

Ton» 1404,866 
No» 5744 

Noo 10883 

Moo 14020 

No o 40574 


Durmiente s 

No o 40574 



2 Estaciones con bus instalaciones correspondlentes«- 
Retiro de la vía y obras de arte dol trazado anterior»- 

m»? 408 trabajos se iniciaron en enero de 1S43, terminándose 
-to s corrasponaientes a- la infraestructura al 30 de octubre 
P1 nueve trazado entró en servicio el 26 de diciembre de 




ff 















C - Montevideo 


I * , k° 8 realizados por la Sección Ingeniería Civil en 

Montevideo, pueden resumirse asi: 

1) e - Edificio para la Sub-Estación Horte con su patio de transfor¬ 

madores al aire libre, ubicado en las proximidades de la Ave¬ 
nida a Peüarol y Avenida do las Instrucciones.- 

2) o - Edificio para la Subestación Batlle con su patio de transfor¬ 

madores al aire líbre, ubicado próximo a la Central Térmica 
"José Batlle y íjráóñez" 0 ~ 

3) *- Canal de cables subterráneo entre la Sub-Estación Batlle y la 

Central Térmica "José Batlle y Ordeñes" 0 - 

4) «- Edificio para la Sub-Estación "J", ubicado en la calle Dioni¬ 

sio Coronel entre Iglesias y Carlos de la Vega (La Teja).- 

5}.« Edificio para la Sub-Estación "0% ubicado en la Avenida 8 de 
Octubre casi Corrales (La Unión)®- 

6)»- ¡javacionet para la red de cables subterráneos de intercone¬ 
xión entre las distintas Sub-Eatacíones.- 

I 

!•- Edificio para la Sub-Estación Norte ,- 

~ . , Est j e edificio tné proyectado por Esrza Engiaeoring Company. 

?«?f ta r> de ios * y '* ntQ(s f:on una superficie cubierta ds 1466 m2. y 
1223 m2* respectivamente o- Fué construido por ^Aámin:},giración"«- 

El patio de transformadores al aire libre tiene una superfi 

m- t ££L?¡ n *£ 8 ? *5? Los *£***3 08 ejecutados por esta Sección fue- 
ron. movimiento de tierra, bases para transformadoras, interrupto¬ 
res y torres, ductos para cables y vías»- 

A , 01C . * construcción de la Sub-Estación Norte m inició en enero 

11 Í 9 t 6 ™ adand u ternl:mada a principios de 1846 mlr® detalles que 
se dejaron para hacer una vez concluidas las instalaciones eléctri- 

CaS o “■ 

2 “- Edificio para la Sw b-Eetaci Ón Batlle, - 

ori « inal edificio pertenece a la Harza En- 
Sftr<ón Í ?SA C ^S any, 4 pero ^?5Í láo a 180 condicionas del terreno de fun= 
Sí 5* e ; w í® modificar el tipo de fundación adoptándose el 

de pilares de hormigón en sitio tipo Franki.- 

} edificio consta de un piso da operaciones con una super* 
«cíe de ílTtó?® " 8 * y ““ ««beuelo pare cei .es oon une euter- 

4faH«-a. E vnn at l° d ® trans:f ormadores al aire libra tiana una super- 
Sír?,? e ...y? f 2 " y ^^Prende 14 bases para transformadores con sus 
correspondientes vías de acceso*.- 

d _ 1 ^fc Cans !' r !¡ lcci ^ n . de la Sub-Eatación Batlle ea inició on Ju- 
"n»- 945 y termino msrzo de 1946 salvo detalles de termi- 


// 














3.- gflnal de cabla a entre la Sub-Estac íon BatlXft 

y la Central Térmica*- 

Construcción en hormigón armado de sección rectangular 
de 2*00 m* x 2o 15 m»- 

i 

El desarrollo total de la parte construida es de 362 m.l, 
comprendiendo la parte que circunda el patio de transformadores 
y el tramo entre éste y la Central Térmica José Batlle y Grdóñez*- 

E1 volumen total de hormigón colocado incluyendo cámara de 
ventilación y po2o de bombas ha sido de 825 m3©- 

La construcción del canal de cables se realizó en el trans 
curso del año 1946 


4.- Edificio para la Sub-Estación u J' 1 . - 

Edificio proyectado y construido por la "RIOlíE"* La super¬ 
ficie total cubierta as de 1568 m2„ siendo el piso de operaciones 
de 1053 m2© y el subsuelo de 515 m2» - 

El edificio está fundado sobre pilares de hormigón cicló¬ 
peo apoyados sobre tosca durar¬ 
los muros del subsuelo son de hormigón armado^habiéndose 
hecho sobre el nivel del piso de operaciones doble muro de ladri¬ 
llo con cámara de aire»- 

Fil techo es de losa hueca Doublex apoyada sobre vigas con¬ 
tinuas de dos tramos de hormigón armado de 13*18 m» de luz libre 
en cada tramo*- 

Volumen de hormigón colocado 495 m3» 

Las excavaciones para la construcción de este edificio se 
comenzaron a fines del ano 1946o El edificio quedó terminado en 
•1 transcurso del año 1948»- 


5.- Edificio para la Sub-Estación ^G 1 ** - 

Este edificio es igual al de la Sub-Estación "J" difirien¬ 
do solamente en el tipo de fundaciones que está hecha en este 
caso sobre pilotes tipo '’Forum' 1 de 5 a 6 metros de largo*- 


Volumen de hormigón armado colocado 610 m3 9 - 

E1 edificio se comenzó en mayo de 1947 habiéndose termina¬ 
do en octubre de 1948 0 - 


4 .- Excavaciones para la red de cableó subterráneos 
da in t erconexión en las distintas subestaciones 

La interconexión entre las distintas sub-estaciones se hi- 
ao por una red subterránea de cables»- 



Los trabajos realizados por la Sección Ingeniería Civil 
nden la aberturas de zanjas, construcción de ductos y pozos 
pección, relleno y apisonado de zanjas y reposición de ve- 















Sa adjuntas 


// 


1 plano Noo 1026 - Dique - Planta General, con indi- 

cación de los trabajo.: efectuados 
por la "RIONE" después del retiro 
cel "Consal" de la Obra e - 

1 p.Lcuio N(> c 1027 — Dique -* Vistas y Cortoa, con indi¬ 
cación de loa trabajos efectuados 
por la "RXONS" despuéa dal retiro 
cal "Consal" de la Obra„- 

1 plamo Hoo. 131 <=■ Ubicación de la desviación de la 

ülnea férrea próxima a Cardoso 
con indicación del antiguo y nue¬ 
vo trazado 

26 fotografías indicando el estado ce loa trabajos 
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Víata -iel dique desde aguas abajo 
10 de febrero de 1943 













ra.fAflíE.- TOEOSME DE CQETABILID Aj). 






JR1A 


CflMÜMCCT 

ondea para pajpe barloa 
3*¿er, Xrona y Dokatadaar ^ 
'aBpflociaaB XSg. del Ufcalta 
anual Cable Corp. Carta Crédito g 17 
^amiachfargar Corp. 

:ravo Corp, 

Delta Star Slec. 

n n n 

✓anoral Cafel* Corpa 

f» « • 


«» 

f» 

n 

0 


m 

0 

«V 


0 

91 

0 

0 



c Ua* »nain 1 í«^UA<1 

. • ^ Carta do Crédito 37571 

aestSloc#Co(rpaterta do Crod* 70^2 

13.3. Stool Xzgort C 0 . 

lata ümmnX lloctrlc 
0 0 " 


«9 

« 


■ 

0 


9» 

0 

0 

m 

m 


n 

* 

0 

0 

@ 

0 


Contrato Harza Wm* Cuenta D6lar©e 

l t Margan Smith* Corto Crédito 


3854o 

6879B 

98030 

f2U§ 

687» 


n 

0 


0 

ii 


6879* 

60565 

6056* 


Xlsién TJ.S.A. Cuenta ¿Iaj 
nestimíiMiuse Slec. Int. Carta Cristo 6^6 f 

- m . • m 69515 

a a a " 71288 

■ m • * 

a « » • 

a a a * 

a * « " 




0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 


0 

0 


. & V. Slec. Specialty 
U.S. Steel Export ‘'o. 


0 

0 

0 


0 

0 


0 

0 


II 

0 


6850* 

69512 

71269 

üwt 

14824 

59796 

69870 

1684o 

15008 

69621 

70517 

698o4 

705*7 


58 o 4 l 


Hirsb y Me. Ierman n m 

Oblo Brees Co. 

; órleteme 3 y &netoe Cta. Oelaraa^^ ^ « 

Sarnlecliaferesr Corp. Carta Oré*, o, °9í-£> 

Int. General Ilectrlc ^ „ ¡Sí® 

8. Morgan Srlth ai £¿41 

«aaúnsñaaae Bloc. I»*. * 16841 

Ualfe 2.8.A. A rendir eoenta 


Cuya equivalencia 

da $ 21.908 992.89.- 


t*s 1,^4.691.32 

• 55.829.85 

V 55.200.00 

" 595.502.55 

* io*. 695 .*o 
202.570.00 

77.826.48 
80 .* 25.51 

578.536.5* 
119.499.80 
276 . 463 .o* 
56.428.00 

*5.778.6o 

1^.870.88 

59.121.48 
1.187-64 

756.ooo.co 
28.259**0 
436 . 803 .4c 
390 . 684.00 
378.555.95 

( 2C.o00.00 
366.257.70 
42.059.55 
430.569.*3 

*22.505.90 
*C7.137.3£ 
45.237.50 
1*4.56 
168.235.42 
3*5.375.38 
80.751.01 
310.371**6 
38.375.03 
8.972*3* 
29.912.9o 
601.2*2.25 
61.116.30 

l8.6p.82 

52*.*72.75 
19.466.6o 
*59.995.7* 
53.058.62 
101.337.93 
94.2fiT.00 
122.731.41 
64.93*.37 
83.81 
H. 632.60 
*©6|5.30 
46.9*5.10 
564.2D 
12.199»*6 



al caaúila do 9 1.90 














__». a. m wmm 

"ifwS^SfSi »i«iío S 3 S. -•«••• 

. ^ * 82 


i_ 1 m- ■ 

Contimto Eira ^ K6 ‘ Ue ’ 9 ° 



Klelón U.S.A» 

Gomlalones y eietos 
Gaetoe a* pontaje 
n « Deet«uC?bí> 

A uie daiwr. ct.0i/^e"^ 


MUite 53.»- «*•• ® < ’* r ** -- jjm.ru 

™«tt ourwtj TiMt CU. S2tl£^ !*’*'l2^T 

s¡£~ - -»“- 751 - 79 - 


• 150 . 870.95 
« 1 . 950 . 5 ^ 
« s 78 .it 86.82 

• 55 . 531*77 
» 7 . 290 .*^ 

• 1 B. 776.81 


JWS en dólares 

n « moneda urv^uaJ* 

o^^bSTcu. ai- 11 " 


8 

* 


£1.908.992*83 

8o6.so2.o8 

12.7:-1.79^ 













:jsia 


«TRIA ^ 22 B ¿222 

2sm m ¡a sbl 


^unw¿u*y* 

} mjjx > AL nMirn ..! *Íg 6 *i ?%5 

üíSatos varios . - - 

■gínSgg AncmsTBACXpg . . • • vr * 

■—~ t « * * * * 1 


Fondea I.U. 


* * * * 
***** 


UPaCPlACICHK; * • • 

-**£■ TJE im-CCIOH . . - 

i^a^'^PBLSjBcm.icos m¡ reo *£&. 

1 TOOPK VARI OS * • • • 

V TITÁCICli I®JTA O. B. Dg- §£> !®p2"L„B^L.J 

itaKiow^i^s^ 4 o^b. mmm£° mn ¿z¿'¿ m7 « 

: WTKCXCió CENTRAL EIBC 3 N IÍL MP* * —- 7 ?-U 


" 158.475*51 

- 11.805*8tí5.75 „ __ a, 

• 1.186.202.C>8 $ 21.526.992*^ 

" 20.646.2?4. 1.4 

n ?.147.304*53 

" 2.5^5*895* UL 

" 256.555-^ 

• e* . 767.28 

• 4.461.940.84 

29.355.47 


PAGALO CON MONEDA UCTCOAlA. . • • 

paoabo coi ronoB n ■•w. * 


pícenos 


f Jg. 828 .905.46 


• « • 

• • * * 


81.586.1 
72.b2li.905. 
21.^23.992.^5 



jj¿V?ag£¿¿ y ordos E.ü. 


jfm rr-mn LI QUIDO VENTA TE TTCTg^g. • 
;»i«n am VARIOS. * • • • * 

mro y' lVTEI'IDAS PARA EL ?1BBOgAL * 

p\3 > ....••*•*• 

«finM NACIONAL.* * *_ * 

MbÍKCiSÍ OBÍrHAL RINCON IgL BQfgTg. 

añfiSim gUARm I £¿SE£' • * * 

TÜñÜsos VENTA DE EQÜXl^^S • «y » * * 
| ^A 5 MATBOAXEb :¿_t±z.-~.^J£át * 
ETORT HÍPORT BAJE 


COHHLKÑTE 


i 56.551.103*61 
" 535 . 163.55 
" 22 . 067 .87 
■ 696.873.01 
• 12.23j6 .611.25 

2.950.722.86 

33.334**9 
43 . 587 . 5 c 
6f.Gf4.94 


| 31.sM.7tt.38 
♦ 72.096.5S8.O8 * n.5H.7tt.* 


i aPOCXH * a / cnQ f ju 

r BoSo dawdor *n Caja. . . • * 0 .^ 0 . 67 . 632.56 

' Saldo deudor Bco.RepfoHca. n 

Guarwaty iwt Cta. LiBiWDlW.llfia4 . . 


12.751.79 




. . . . á 78.686.905.3* 

■ . * g 1 . 5 g 8 - 99 e. 2 a 

Bk itondos EJE • • * • • 

Q4.ü5r.&o.¿l 


A NtO iiti4D SO •• 
• avlnlitro te mt 
unió d* 1946, cvjn 


h tiiem incluido* lo* recurifü éTl 047 hkctn 

O.I.*., tantt. - 1 f* rlw “ 40 ***' 

MelJUi . * 7,lk¿:it7.7E.- 














































































PARTE.- 


MEMORftKOTM EREF4RATO FABA^ ^g^ ^ HATI0HAL '^^-^- 
WiflBggRÜCTIOK ATO ÜE7EL0PMEHT” COT ^gOM^iggg_fii- 
TTOPATF.S SOBRE LA CBSft Y ESTIM^T OTOtS WL COSTO TEJA 

misma y rat- uüstu as mtüMMAU.iyg-- 




-- 


_ 


























KO R 'i ilB II ÑTEHKAT IOHAL BAMK OF fgiGlOMS 
PEV>x^CPm¿MT 





k) DESORIPTIOH OF RICNg 

■ ■ ■»!! i **■*» ■' H »'i “ ™ ■ 

X) Rlona was eatatlished by la* the 2flth o t September 19S8 0 = 
I.C) Its objecti to tullt, and etart bh© operatioa of, 

th© Rinoón del Bonete pro jeot # the two transad as loa linee 
betneon Rincón del Bonete ahd Mo^teviáso, and th® intercon- 
neotlng systeín in í ion te video, this oonsisting, taainly, of 
í raaln eubstat ;on3 (íí oí tijera step down-volúage substations 
150/31*5 kV ano 31*5/6.3 kT) and of mor© bfcan 45 iaIÍ©B o t 
underground 31*5 kY oabloa* 

« 

XIX) The actual toard of Direobors of Rioua is conatituted by: 
Ingeniero Eduardo Torra Arooena, Preaident 
ingeniero Victor B.Sudriers, Vlca-President 
Ingeniero Iieraclio Ruggla, as delegaba of UVTrS» 

Mr» Carlos Sapelll, a® delegato of Banoo de le República 
Or* Tomás de le Fuente, appolnted by the Govarnmenb 

Stf 

Mr. Aníbal Orlarte Payan, M n * ” 

i ítiere are ttree other planea, actúally in vacaney. 

* 

I IV) The engineerlng staff Is integrales as íoIIowb: 

Ingeniero lanía Glorgl, Blreobox Con® ral 

w 




Ingeniero Juan C.Renzano, C’nlef of s .Uactrieal and líechanloal ■ 

Rngineerin •, snob Ion. 

Ingeniero % K.'AavI, Wlel of c vl\ Englr eerlog aeoV.on- 
















, , atrous Chlaf oí the Trunnmiaaion - 

ingwl.*» n«« 

XnterCOltfJOOb int 3 -j 


Xcl¿£&& iero 1*'*-^’ ® /'.. - t 

Ingeniero KWBMl Sailís, 

Tt^waeso M»M»W w * tó * ! 

A***k¿J v 

lageriiero Franco lU^m, 


Mr o Jos® Masillo 


Mr-Arturo »*»***“* *■ 


H;e.César 5 'srrari 

m 

Mr, Rubon 

,. .. Q ^ 1 & -p * 

"T )\ ,3. ü.lIOaBÍ’A a «"»»'•■* ,a ^ ■ ' 

7 } Tb.e maouut i»wt*4 - * at 

t Il3 £ OI * 

, ^ ib ene o£ &s ^ lor<; 5 
a j i .a a r* * 4w ■ 


la obarg® ót oporation of th» 

Hincón del Bonete plei¬ 
to charg* of conatruction W* 
or civii Engineerlns eeotion 
Chief of ersctlon of hydraulic 
and eleotribal r^obinee 
Chief of oleotrioal installet- 
1WlH at Rincón del Sonata and 
of eléctrica! proteotIona toT 
ühe whole ayetaw 
rn&mm *> XiNB.notor <**• 
pietroca, tor tí» iatarconnact- 

ing ayate» 

ABBiatunt to Ins-VioMr Oauipls- 
troné íor SI» tranBaleeion l,n< 
en t Monto,1480 Súbatetiene. 

t *1 nrí ViC tOÍ 0&BijPÍ«^*“| 

¿\ssl s tjftutr uo 1 

HM, íor th* trsassialaeion 
Asele tunt to Ing. rrnnoo Vérquej 
ror E¡i:io6a Ú1 Bonete 
ABelatont to Ing. M.SallSa 
by oovorm-.out 1» «• P«J sot 18 

<0 Arto o 00(a,valí i 

_ a ._«*., r ,tiu v p n 48*vvU • w \ 

PftnnB VÜSÜ^^} "'•** # 

■ 










*1 


i p nno.OOO 

, @oSl (l3 fítoestW i-.íiou.u 

S) Secón« ls»n» . , .o. 000 .(»0 

o *** ^ 

* i tjoali freía . «r)Q 

, Ourus'wy»» H.421.9MÍ 

4 ) tvm. Goma*»»* ■if***' 


1 


-. , lIn ~.vrer-ft actual--.Y l# : 
o? eiaoloyees ana »io..K-~ •• > 

} Tas euso«a o.,, . 


e„m 


^ to iaono che POViar ■ 

A0QOrdl * & latter to W ******* n0W0rK - UoT * h lA " 1 

dolivared by Vb« . 51st 0 f Hay ,! 947 

t-n ñione tbe anersí rec«l V€) “ un 

P&y0d " l , ere joade « «it **■ * I 

£vQ d tU9S6 *y® U ■ 5 0Víee to jüone MW P 0 *’ er - 

08 , abXis.ee by — *** , ^ ^ ^ » g en*raX 

«tlPPUed since tfa» 1» - ‘ wr#ft by Hione to 

. piotura in regar* to tbe «mf deliveree 

le as folio.a 5 





1.1945 

X)ac. 


¡B.tO 

¡f Ho.y* 


me to 
)OC,194? 

an. to 
3ct,1940 


116*465.450 


- < Ck A ** : - ír ' ‘7 0 


¡ t 9<) * so 6 - oc 

4 

£96. 601.000 

755,1? S o 02-0 



•i ^.-,30 

J. e ¿VOO o 


Ic470,O9'3,9X 


2.984.006.21 


5.992® 120<=00 
5,973.620.00 

9,963 .740.00 


// 












4. - 


-_ rm tha 3e ie 0 f pov<ar «era employed 1» P a /' 

;j) The revonuas £rom "“ a 

ffi ent oí oooBtructlon «xpanaae. 

Q? Ttra FROJS g l It 

-- , ,, ft , . 3 4 r, n and la cbout 137.4 ft hlg*. 

T'ne dam has a w ít 0 f earth I 

. rtnn ,tvüctad oí concreta except for 3Uo re 

xa complotaly oon5 ' . Th0 fo undatlon roete-la 

dam with a concreta core at tha eaa * 

■ itic lava wlth a varvylng 4«G« B oí s0 “ dM3B ‘ 

—- — - *—- rrr 

o«h«>fer 1» whara M® ««* iB oí P ° 0I ° B 

. r0UB d M Hr. e »-^ t W « «Ith aproad footings, ■ 

a.Blghad by BontoU. vms adoptad to tha unite OUh a 

'“ti tmttreaaaa. «.a » «*. — * » 41 " U ' ‘ 

J Iom hauda. ^ typa o, —atlon da usad roa -,0.a.- 

. rd n bültehe&d poítlon in long* nn < 
houee iütaKo> tW splllvay and a balU 

£89 ». 535 and 405 n, reepoctively. The re,— « - 

, fcQ 2 308 n at both ende of the ato zpaMt¡íom6 

aaui, adding up to ^ 3Ufc ^ M ^ tir 

M . Q f short tranaitione, la QÍ L- 'T 

aeotlons, with the exoeption o, shor 

n *áfloaT froa fch© Brasilia» 
The Rio Sagro flow. «htlrely torosa Uruguay 

horder oh tha-hortheast. soathwestarly tota tha Rio U**». 

! vhich rorns tha bouhdary hatean Uruguay aud *■*»-£ ~ 

I aouthweBt. - « M - - Ri0 ^ 

atd tha total dralhage araa lo 20.400 sq m 

............ lK u.M ollas. SUa avaras* annuel ra-n. 

et Rincón del Bocece ib j-** h 

A < Q á* 4 in a y car, but there are Y«r; ^ong 
fall on the wateraned is 45.4 A n. y t 





















-a perlodioelly aerare droughts. The Mtow - 

3 ebout 196.000 d» ana t he .Main» la » ■“* **» ^ 

naso*. .to W oí ***** «r th. proí.ot » *»•*« isi *■? 

3 vsry important. The ri.1» tete— In the «ataread urea 

, novar bolovl 02 do S ». and M» 3X09843 " “ g F " 

3» reaervoir in the te* staga Oí t» ***** ** * mW * . 

aval oí anly 683 ft aboya osa lovel and íie ****** t* that 


.a 412 sq nlla». th® normal atorase vonoae ! '" 0ir '' 


n n 


m 9 




icre -ft. The mínima» reuervolr operólas wlli ofe *** J " 

J >V f» O «S"4* Í T , H í!Sl 

#,«„ n cariafe5.cn oí c© ¿.va i»« 

,nd th* máximo». at tí*t ataga, 693 «¡ « ‘ a . 

, * ***«» «ith »©aer*ei* level at ^77 ft) *Ui 

□axirauEi (eaoonft stage W%m ac.--. - • 

be 112 ti- The mínimum head la 88 ft. The Wl>» tlo* oonei&aíe* 

La the project la aboot 365.000 oía; the máximum OpU^y «tuM 
j4m th. flow 13 160.000 cfs; and the rlae oí the reaarvolr «Mr* 
BnB al le val at thla floed wlth thla spUl«ay oepaolty 1» bo 
9,2 ft. Aseumíng that tha resorvolr io at normal ievel **’ 

,hen the flood atería, tha máximum aaaumod fleod P«« wUl ,w 
, duca¿ to 49,4 pereeat. te the «inaSn 4.1 tef* ***>3#** 

,y elao be considerad a fload-oontrol projeot. 

2 g. _.o AT'l Vi ** O f Q II J* ^ £Q &X& II fe tt 3? ^ 25 ® 

The Rlaofia ¡tol Bonete pro Je cz vxll i»*® *eur t 

Jf 45.000 he eeeh (a total of 180.000 hp) ah 163 rpo, bielas 
Lleotrlo genera tora of 32.000 KVa, eaoh Oí »•««» «lía, 50 
pyclee ( 128.000 M» **WUf 9*0 oyerhead tteBiBSlta Umn 
150 miles lang; ana aaln transformar Biatlon to ateo up the 
Ltag. et Rincón 4.1 Bonete; 8 transforme* subetacian and 2 othe 
^.5 ¡rV subatation at Kontevideo; and mora than 43 miles oí undar 
'.round 31.5 H oabl. intarconnaoting th.se kub.tetSona la X»t9X 








6 *- 


i Mv ,« vrill link t>he steara 

rt f fche transíornar Bubst&tloa© 

video. OH» o u tha P o«er generatcd at Xta- 

pladta vith tW hyaro P*°j a . eelns, to tt» oiW of 

c 6 n 6 . BO« .*• 1 J '" ' ■ •" ibutlod MMt ° f 

a ,n i he fjd lato tU© 

Montevideo «tonco it «i - ' .ottt from 1 * e »4 

* „. w * ha t i*fi netüisslon lm«s •$**«»»# 

tha city and to tl.e fc ■ - 0O mi ies 

enpplyin* «. -r —1 — “ th ° aie “’ 90B9 

dlstant txom «*> ^ BonetQ Pr ojeot sea atarted id 

Conatruotion of t<~ ■ . , i3 4ao w a the 

«57 liy a Gormad syddioa.e «** — iastal- 

. Of ffl. BOWárttóá»; nenuf.otur.a, «MU* 

foundatlons of *» f« ar,. ajead riñe® for 

lod the penatoofca, tradiraoKB, for tóte e uoit 


M ti» p«M<»k», for twee unite; 

flU four Uüite ti* ti» - "** ****** " ~ ^ 

eU rour uu ^ . sube stop *»**♦ 


aU four uuite *n* o— st0 p W 

la ta^ rollot ^ a * 

and suppU« 4 th ® ia ^ . ; control 

•«vtMio» auperatructuy© , «¿<*«1 < 

Ro Work on tb© P ovi - rf . • 0 f the turbina. 

¿ t -•) v b© O A- ■ lea -a- . í>- 

hou6B , m . oomp. - “ ^ oaaa i, 8 ] aquipmant were 

parta, sederetora, aod «-'•* . «ot posible. 

^ ***** la GerBatt7 ’ _ , !noa the contreot 

la May WR* yrügttayan Q0, * r ” .. u , Sfcat e Department t 

81 ;ia ‘“ A ° 6816011 , .m orir i «¿rloan »»nu- 

tdrouEh wdloh tbe isioad Ooverrn* fidiah the 

v «it flnuloxaont and supply ateríala 

| facturara to OdiU ^ , , Q9 , . Brport Xmport 

BinoSd del Bodeté P«i 80 . M .ooü. 00 to pay for 

,, nK 0 f tlaBBingtOd grmtod a Jx ad >■ 

Lqoipnent and Bateriala. on 3 „ u i P oant for the 

Tia .«arican «anuf.ctur.ra atarte- w» 

, , a , «ai ¡»t. ; :.'irors engaga 

iprojact id the baginnldg of • • 




grdtii O o,, 


^ -,v VP tov th« fe7 dro 

„^¡ ».v <*<-, ’ oriv, í íj °» x 

. o. ■?,|or'r¿ftn. Snitü w> *, - 

•» ta - 3 WOrt - •** "*. , J^c. New ToxK.N.t.. *« 

tnrtlne»; teíai—- J ‘‘ a c jnteraatlonaí. 

, . t „« to r 8 ; wastlnsbosM ’-Xeati.c xa 

Circuit broa*.*., •*»*- 

00-, NU'* tortc, for «» tra-^-ui— 0 .. AU 

bosiis ana -1b« 4 _ .... am& - .ateca and 

. p ,.,.s, 0 tó ítpoealoalo* m->. ^ 

CiJÍ-'P- , r o,. ■«■ . nm TOEk, tor th0 trari9C1 ' 

undor 8 *ound eebl -, — ,. ..-turee- Delta Star 

„ , and a.ww.1 a** 1 8t: ' u!>tU1 ’ 

133103 . ; o . K , e ^táñelo» estica etx-ueture-, 

TUoctrio, CWodfeO. * ‘ ^ t , w aolUvloy gato.; Haruleo’ - 

acav-o Oorpr^lW»»'-^* oto»»., 

M Ü'^.cü.o. d.ol B0»afc« P°' ,8rn 

feg;er uorp» * x - 5 '- .... -* ^r-«*»ifc. The Harze Engia®® r ~ 

. . ' F>' S ri X- tlOX 

a i» 0 ’- bB " “ . nr. oooBultlrs oaalaoara 

, - nt Ap130lllt*teCv t-0 í)-^t 

, H - r*\\ * sm^o’O ^ ®t*c¡ E -bh ■ 

lag -Jo* : 

101 6W 3 ° h " .,,. ...., fee íivrt ttunemlesioü U»“ “ 4 

The nret 'íiyclro uní* ***<- .. '^o.a.m 5 

. t Me boa. V. ..peiafioa a-*» 

•mooUW* equU®»-., • ^ Jg ít7- rv>0 thlrt bí'dro unit 

** fue ..coa* “ c oc,ul P ^nt«lU 

ar-4 tfc. ••«** tMmeaisa '._ t!í of 

„ vM v^foYrt th«. «h a or ■"' 

t>e ¡Ln eottnxeretaX « ' ; , nnv .t fj;;fee fou xtH unit 

, .^ithin. tvro víoaKH vr«nu - 

,e,ider ^ ■ T>if5 Ko^^ao i,.teroon~ 




«iU Be in .. , Q4<i íir .a the «hole 

-- jsignad Toy 

M#tm TJ^lvleor t,w Wn0ht0E0Ua 

•r*™ fcb * ■■*" . , t tl . H vaginas «rf »W>- 

oondan^rs líl - _ _ f u ^¿¡ 

. v 954 of v>'or^. * lv i,; 

®ay «*y y y 


// 











0 9 *=» 


:nr,-p_ _nF THE PROJECT 

:) The AA 00st of the total Job mfíy be estlmQt9d RS 

follows: 

a) Payed to tha Germán Syndicate 
*» *» minora contractors 

0 j r for hydraalio atudies 


$urug. 


d) Work done directly by Rlone ln 
Uruguay 

e) Work for oompletion of the projeot 
to he done by Rlone in Uruguay 

f) Equipment and other expenses 
made ln the U.S.A. 

1) Payed with funda from 
Eximbank U$3 12.000.000 
at $u 1.90 each 

2) Payed and to he payed 
v»lth funda from Uruguay 
Govermvnt U>;S 750.000 at 
$u 1=90 each 

Total of expenses for construction 


n 




24.391.387.89 

158.475.51 

236.553.40 


" 16.279.266.90 


1,540.000.00 


22.800.000.00 


1 ,425.000.00 
66.830.700.00 


t'u 


I) Reaervolr 

Cost of the lanas flooaed by the water fu 


;i) Financial expenae_s_ 

a) Loases ln the sales of 6O.OOO.OO0 
Uruguayan bonds (Sales at prlces 
below the nominal valué of bonds) 

b) Interests payed to June 30,1948 

o) Amortlzation of the Uruguayan 
debt to June 30,1948 

d) Estlmetlon of lnterest and amortlz- 
atlon of the Uruguayan debt, since 
June 30,1948 to June 30,194=9 

ftu 60 . 000.000 at 6# 


7,147.304 *$5 


3.ü<5B.6d«.8f 
SO » 64 0«2 í 4 * 14 

3* 600 o i/OSj i §® 










9 C * 


e; Interes! to be payed to Eximoank 



since 
1949, 

june 30,1948 to June 30, 

0|¡3 12.000«0C0 at 4$ 


912.000.00 

i) Other 

£lana ciad expon ses 

ít 

29.355=47 

Total 

cf financia! expenses 

$u 

S3 318.416.20 


" e 0 xpens»3 andar l)rasy ba breakdawn approximately, as 
followsI 

a) Dan and powarhcusa at Rincón 


de i Bonstei 


Ou 21.568.900.00 


b) SubatafcIon buildlngs and infcar- 
conneot .lng tun.ee i befcwe-én fcha 
aseara eubstaticn and tha ntaaio 

planta " 1=500.000.00 

cj liydraulioá and electrical Insfcal*» 
latlons, Including generabors, 
transformara, tiran salsa ion Unes 
ajid fche wkole ííQüttívideo ínter- 


connaoting systeai 


" 37.552.800.00 


d) Houses fox’ engineera, empioyees 
and wotteers at Rincón del Bonete M 

®) Railroad relocatioo " 

t) Boat tra 


t? 


472.500.00 

2 .0C0.000.0Ü 

500.000,00 


8)MsiAiil gtra£ Ion and englneex'lngs 
in Uruguay (From 1937"to June 30 
1949) 


h) Hydraulic studiea 


Total 


" 3.000.000.00 

^_ 238.500.00 

£u 36.830.700.00 


7) MIOUNT E XP 1M>5D FOR HIPOIíTI-jD EQJJIPlíESlíT 
a) Payed feo the Germán Gyndlcate 
efectiva ¿: 580:396:13:10 at 


|u 10 = 412 ea, 


tu 6.043.880.35 





















10 .* 


oiodced í 253-.01B-.19:»* 

5) ExirobanK loan 

TJ&S 12.000,000 at ft* !•* '‘ a ° h 
o) otbsr expenses in U ' S,A * ^ y 
fcne termlaatiion of tno 3 ol} 0io 

750 .00ü a* $u 1*» aeoh 


$ 0 8.006 ee. 2«025 o6^»04| 


h 22,800. 


« t 4a5>00j 
54 =293. 742*9^ 


552 »3/e«B *?$#**' 18 ’ 95 ° 

« 196,500 " 

„ 712 " 




U 


♦■: 


yrom 1900 to 1947 


- r vj JYF RXT^g - 
Avarega 

Mailmum (racordad) 

20 

Mínimum 

- *v record oS íloví 
i Len&tb o» rü ~ ul 

.. ir.vm) Mm ^ae 

ísus-® 08 *" forc of loaa our« B «*° n the p0Vi8t 

f« «»** d ° PeBaa °“ ; or «, e eotual loe* — *« “ 

68n «aUoa cousld^d. _ _ rf r , 3 , oí X». 

soaual ««**•«?» (at6 “ ffl * £or tMW lond corve., to ‘W 

* 

y Lde o —’• * - ^ 

. yap 470.76 mllllon of W 

1 ) ad uvarage y<»eu * H M 

2) A Iotjí water yaar 51.9 

8) A bis* 535,7 






) A fcls* t . ,..,* tne 

«fl over. 537 miUlon. of k**, ta 

lS tte anoaal ..oneuaptlon ^ üt,y // <j 






11 .,- 


■ arag9 year ana the hlgh water year generatlon of Rlne6n del 

meta lncrease, tending to the se limita* 
i Limlt for an a va raga year 530 laillion KWh 
I „ «i « high water year 800 ” 

.turally, the latter gaaeration dependa on th* form of operatlon 
r the whole System that mast oompriee. at that moment, nm othe 

ower planta o 

an.Ttr/irpv» rififiT of G’^snATioti yoRM. 

he total ooat of the project ^111 be: (se 
) The expensen for oonstru.oti.on 
;) Cost of lands 
[) Finanolal expenses 


$u 66,830.700.00 


Total 


ower delivered to L.ay 31*104/, 

m ** f rom June 1,1947, to 

ctober 31,1948 

>ower to be aeliverad from Nov. 1,1948, 
i0 June 30,1949 (estímate*) 

Tote 1 of reverme from power (eatlmated) 

)peT8tion expenses at Rincón del Bonete 

Cor producías that power 

Net revenue (eatlmated) 


M 

ti 

7.147.304.53 

33.318.416.20 

tu 107.296.480.73 

¡nsy be estímete© es 

£u 

2.984.006.21 

tt 

9.965.740.00 


4.888.000.00 

tu 

17.837.746.21 

a 

200.000.00 



tu 17.637.746.81 


, 0 charges for Intoresta were considerad la thase «ranas.. 
leaplte the íact that the paynent of that po*r la bealng 
le layad by IKT.E. and that ln a 11 the «penses for th. pr. |.o 


// 













\z *» 


Interes te ware ch&rged* 

The.n the net sost o í 1 tho ;iob esc y bo ort 3.iantofl_f *1- 
(>u 107.296.430,73 - $u 17,637.746.21 - 
Nathing was disoharged ia thiB cost noitlier for the sal vaga 
valúa oí tho construction equipnent ñor for tho amortiza*ion 
of the national dobt during the oonstruotlon period - Both 
valúes aavount, altogethor, more than 7 milllon uruguayan po¬ 
sos !> 

In ordor to eatimate tho k?/h cost, vve wlll divide the not cost 
of the whole projact ín that way: 
a; Asiount dúo to Sxiiabank 

ü|S 12.000,000 at &u 1.90 « 22.600,000 

On this loan the intereot charged is 4?£ on the amount of pendin^ 
balances and there wlll bo 25 equal insta3.1ment, one evory six 
mcaths# starting at the end of 1952*- 
b } Aííiount of mono y received from Uruguay 

£u 89 . 658 . 674.52 - £u 22.800.000 « 66.850.674.52 

On this aaount the annual interest and amortization are *nd 
1 ’p raspe ct ive ly, of the total amount.- 


The calculation of the annual expenses mu3t be dlvided in 

ge ve .ral pericds* 

lst*par lad - Froa. June 30, 1949 to the end of 1952 at whioh 
nonent the first installment must be payed to 
ISzimbank. In thi3 period wo v»ill ha/e tho four 
machines of the Hincón- del Bonete project in 
operatloa and we may figure tho average hydro 
geno rabión at 450 nillion kWh annually. 















T£lq annual charge will be: 

fot t-ae nacional dobt: 6* o* «u«6.900.000(»ea O b)*u 4.014.000 

.,, M oo roo 000 ” 912«000 

For Eximbank loa; : *£ S^BUUoUUU 

For operation f sinking 

, >¿cf n «? 66-800 *000 (360 D 1)” 2 aQOA;OOP 

funde and rep&irs *V uu.oww»^ - 

Tote! annual chargea 6.930,000 




tu 4.014*000 


$U 000 


cost of kWh 6 3 9.10.000 s *£u 0.0154 
450 x 10 6 

p.na. parlad - r*o* tto and of 1982 to th® and of 1864. In thls 
period v<e must amortiza tlie Ex imbar. k loan. Tfr° 

The a vera ge aiaiua 1 geno rao ion of Rincón del Bo 
nota may bo estímate at 500 mi Ilion kV.'h. The 
annual charg.es will bo: 

For tho natlonal debfc, {sarao as bel 
For fche Exicobank loan: 

a) Annual installraent 2J^8£0 4 0£0 

12*5 

b) Inte res t Z a jo (ayerage in 12.5 years} 
o.n t u 22 * 800.000 

For operation, alnking funde, nnd 

repairs,(same as before ¡ 

Total annual ciar ge a 

Gost of kWh 8 ■,299.00 0 s 
“i00 x 10 6 

ard.nerlod - From tho beglrming of 1965 to th» moment in which 
the whole national clsbt will be pnyad(estimated 

roughly in 1973) 



456.000 

$u 

2.004.000 

$u 

8e 299 0 000 

tu 

O.016598 


// 
















***** protooUon 500 «lUlou W 

fU, «uinal «“***» bs, oofi 

; or tóa oaWOBa i - <- - — $u 4,01 . 

?or opsratlor¿ , elnlcine - l • - &nd 
-Gpaireí^ouo as ^oi-oro) 


'ÍOtíi-í- 


costo o t Kvm ¿a£3&u?-SSí» 6 
500 7> 10 


» g,004,000 

$U 8-,03.8,000 
&ü 0,013036 


a* 8 ** p— ~ *u« - - 


¿arma! otare*» 
mMM, 


tfor 09 ■- 


i-apairs U«» *“ Mf0ÍB) 


oosli oí SjOOisaia^; 

500 7. i0 


&„ g. 004,000 


¡h u 0,004 00 B 


.. , mmmMM 89* *Wf •»•* **•* ** 

H) »• ****** 0Í M3 J ' ** tvom m .«oBomleel «W<^ 

„ aras8 ooadiWon.. m * 

potat*" 


valalp t*ta 

, „ nnll£l ipat outToa oa a a* 4* 

Ja cariosa 0StlB»ti3a a^iljr *1* 

* ** celcul^lied, W*« o^vas M» ~ 

ÍJf0d41BS w fliéf@r0ÍL^ r,' /+■---' 

L *« w w:. s . - «»- t ;°^f; iífar9 , 90S ** 

load factor aleo 

to iír.?rova tha l° aa / / 




15 »** 


propio» Oí t» atoofi» *«•* hyíiTo ,»*. OM «M** 

th© c osi ©f til© ■ * 1 * “ 

r) TÜS Eslmbank loan nmouat.s, « »M, *» ».«*>#** 

Tha total aiaount «s aploye* In puroh..ln« oí e.ulpoent and 

paymont of expensa 1» t ; r. U. - • = 

t t - i T * c» r p¡r^ nlfl ü p©ü 0 . te 

V ... ;-:... - lisíia 1» ¥& Btñfttt»! vai(:u.i.a«G-* OH «■* - 

Tíl® Í-J&t e V& £> t» 0X1 6 ¿ 

. 4 -i * ««¿a 5 ^ £5 3 f) rn i - u nu, & 1 

% - m h « r-\ffiD^trlsafclO,a tó-U- v« 

ing balancee.t T ' A0 L "'~ 

lutaUl»*.. »• «- U 400 Ba4 Paya616 0,1 D9 °* ‘ 

1952." 

k) o^ass. . g.a-;V-£ Bg . 'CT9 PMWM 1 

TOO» tw «W Oí Uruguay (nga.l •** *1 » c ““ " “•** 

Bio »«ré i» mr valí oifcuabsi «o »<«*? MK **“ w “ 00ÜIltry 

» < + Ife lato teíO almost ©qual 

W tth eiacfcricits, beo&uae tt • 

. - , ft - „ nnat0 volí L approxiroately 

«arta. The» Hincón fia* riónos iro ^ tt * 

unt „ f i s one of four possibl© fey&ro 
«b th& oenier oí the oountr.v • * 

v ni. *"V'6 ?6í* Proceedlng 

prol eots v/Uloh «ay oltlBa-. ••:■ ^ .. J . . 

ftawnstresffi» tfeesa jrojeots aro 


fliatence £ s t ffjLS £ 

}\S\ I.*' J , . 


Appro x. 

fnet llatlon K.V . 

128.000 

B4.000 

139.000 

107.000 


líame 

Rincón del Bonete 
Balgoxria 

Paso á©l Puerto ^ 

tbll 4 bUe m tbft upetroam d-reotion. 
Tüore are tvo other poaaibUlties 3H - 

on£ the Rio Negro and tho othsr * «* tributar y, -tu© Rio 

Tacuarembó. At present no stu&y o? t« 0 M ^ P° J ' 1U * 

^ tf i ni npr far ‘ Rl&c-on del 

s- The other foar iBcl - 

■ t - l \ r>r K i® BTJIUX-Hy t the 

Bonoüe, wlll be «ble to produce 1,500 









-pee** ln WUSU8Í “ CL*. l8Ie6 

^Tu,e 8 cono^mu^^- 

atorase rasar,oír, ^ « 1U 


otb« thT«® P™'»' 


... , „*• A s IQ b Vi U-»- 

i £54'/ w ¿3 " 


Montevideo, n-'v<-oCo» 


;•, i c í4íí'a-' 
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